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Kennisnemen van de vierde kwartaalrapportage 2015 Noord-Zuidlijn 
De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 15 maart 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 
464); 

Gelet op artikel 169 van de Gemeentewet; artikel 55 van de Gemeentewet juncto art. 10 lid 2 van de 
Wet Openbaarheid van bestuur; 

Mede gezien de aangenomen moties van de raadsleden: de heer Vink, de heer Vroege en de heer Ernsting 
(Gemeenteblad afd. 1, nrs. 508 en 509) 

Besluit: 

1) Kennis te nemen van de vierde kwartaalrapportage 2015 van het project Noord/Zuidlijn, met als be¬ 
langrijkste bevindingen: 

a) Scope (wat er gebouwd en aangelegd moet worden): 

De scope is ongewijzigd gebleven in deze verslagperiode. 

b) Geld: 

De financiële referentie (budget) voor het project is gestegen met € 4,0 miljoen, veroorzaakt door een 
prijspeilstijging naar niveau 2015. Dit brengt het budget op € 3.140,4 miljoen, inclusief de door DMC 
beheerde voorziening van € 20 miljoen voor extra kosten die met name door andere partijen moeten 
worden gemaakt in de afbouwfase. 

De kans dat de verwachte daadwerkelijke uitgaven binnen het projectbudget blijven is ten opzichte van 
het vorige kwartaal gelijk gebleven en bedraagt 95%. De prognose einde werk is ten opzichte van het 
vorige kwartaal gestegen met € 4,4 miljoen door een stijging in de bouw- en VAT kosten en een daling 
van de risicoprognose. Het geprognosticeerde budgettekort neemt per Q4-2015 toe met € 0,4 miljoen 
en komt op € 14,4 miljoen. Zoals in eerdere rapportages aangegeven wordt dit voornamelijk veroorzaakt 
door een te verwachten OZB-aanslag voor stations in aanbouw van ruim € 11 miljoen. Dit hoeft voor¬ 
alsnog niet te leiden tot een budgetaanpassing, conform de lijn van het college dat afwijkingen die in 
relatie tot het totaalbudget beperkt zijn, niet direct tot aanpassing leiden. 

Wat betreft de prognose voor het budget is Metro en Tram van plan om, parallel aan het bepalen van 
één datum van ingebruikname, ook een nieuwe Integrale Financiële Risicoanalyse Werkend Vervoer¬ 
systeem Noord/Zuidlijn te maken. 

c) Tijd: 

Tot op heden heeft de projectorganisatie het systeem van twee typen planningen gehanteerd: een 
stuurplanning (deterministisch) en een realistische planning waarin de risico's worden meegewogen 
(probabilistisch). De projectorganisatie streeft ernaar om rond de zomer, gezamenlijk met GVB, Stads- 
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regio Amsterdam en Eigendom en Beheer, één indienststellingsdatum vast te stellen en daarmee het 
verschil tussen de deterministische en probabilistische planning te beëindigen. Op deze vastgestelde 
datum zal een second opinion worden uitgevoerd. 

Deze rapportage geeft geen prognose van de indienststellingdatum van het werkend vervoersysteem 
Noord/Zuidlijn. Wel is duidelijk dat de faillissementen van Imtech en Oskomera en de daardoor ontstane 
vertraging in de werkzaamheden hun invloed hebben. De mate waarin deze vertragingen doorwerken 
in de indienststellingsdatum wordt de komende maanden duidelijk. 

2) De geheimhouding te bekrachtigen op het vertrouwelijk supplement Q4-2015 op grond van artikel 
55 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 van de Wet Openbaarheid van bestuur, omdat het sup¬ 
plement informatie bevat waarvan de openbaarmaking de financiële, juridische en onderhandelingspo¬ 
sitie van de gemeente kan schaden. 

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd 

in zijn vergadering op 2 juni 2016. 

De plv. voorzitter 

E.Ünver 

De raadsgriffier 

mr. M. Pe 
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